اهم قوانين مقرر إدارة المشاريع: 


0 ل 41 حل نم 
تحديد الوقت المتوقع (1ع) - 6 


جع . 
احتساب التباين )62( ع 6 


احتساب الإنحراف المعياري (ى) - 62ل 


حساب كلفة التسر يع الوقت الأصلي- وقت التسريع 


اهم قوانين مقرر إدارة المشاريع: 


ىج 
إدارة المخاطص 
ضفي المشاريع 


القيمة المالية المتوقعة 
البديل الأفضل هو الذي يحقق اعلى قيمة متوقعة 


خسارة الفرصة المتوقعة (قيمة الفرصة البديلة) 
البكيل الذى يطاق اقل كسار ة ممكدة 


المعيار المتفائل (معيار افضل الأفضل) 
يختار الحالة الأفضل لكل بديل ثم يختار البديل الأفضل من 


المعيار المتشائم (معيار افضل الأسوأ) 
يختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار الأفضل من بينها 


المعيار العقلاني (معيار لا بلاس) 
عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل 


معيار الواقعية (معيار هورويز) 

بالكعدام يسول اللنشاور "امسا الو تع ؟ 

يتم احتساب البديل بضرب اعلى قيمة بمعيار الواقعية واقل 
قيمة بمتتم معيار الواقعية وتجمع القيمتين للحصول على 
البديل الافضل 


معيار الندم (معيار 531/286 / +1ع/ع8ع5) 
عور جدرل الغو اند الى صقر 214 التم ثم القتيار الينراء 
الذي يقابله اقل ندم 


